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Tesk Neme | Duration San Finish | "Wark [pss Rescurce lnitals 

4 Florida DGT integration Sclution Pian Giá  MonG2109890AM  ThuO/ZSUDSQOTM 25754 days 

^ Projectinitition. Sdays | MonG2199840AM  Mon6/889500PM — t4days 
PerformProject Paming Zéys  Won&ZUSPSODAM | — Tus62289 500 9M ums BA 
Eslabish Projeci ook. day WedGZWSSBO0AM | WeióZ399 500 M dns 3 BA 
Set Up ProjectOffice. ide; Thu&DUSBODAM | Tha 62499 500 5M 24a D PARA 
Esiatish Project Procedures ida Fi&ZSSB00AM | — Fi&2599 500 9M ims 5 BEA 
Conduct Kckofr eetrg. 1Gay  WonGZNSSSUDAM | Wov8ZNSS S0 FM ums s PIGSFADA 

2 SheDS SS»  TueG209990AM ^ TacU/MD0SO0PM 1825 day 
Confrm Functonal Requirements. i0émys  Tue&2S/98 800AM | — Tue 7/1399 5:00 5M f5áms * FAPH 
Prepere SREDS Requrements. iüéms |  Tue&2SSS S0DAM | — Tus 7/1399 5:00 PM 25s 7 PhDAGS 
Frspare SREDS Siructue. iOémys | OWeWW4mS BODAM | — Tus TZTISS 5.00 M 30s 1 DAPIFAGS 
Review Strucure Agairet Reuiremenis. Séays | Wed7DHSSODAM | — Tue /SO8 500 2M 20 sy " DAPIFA GS 
Prepsre Final SREDS Structure Sémws WedSiSSB00AM | Tus 8/1089 500 M 208 az FADAPILGS 
Prepsre Techrical Requrements. Sos OWe3HIUSSSDDAM |  TUsSITSSSUOAM  — 1503s a UAPIGS 
Prepere Voumetre Reaurements Zéxys| WedEABSRGODAM |  TusBZ499S0D9M | — 125 dnys T DAPIGS 
Prepere interface Requremerts Séays| WedBDSOS BODAM | TueS3IO9S002M | — 125 des Li DApPIGS 
Conpie SREDS Deinerabie Sis WedSmS800AM | — TueW7SGSQDAM — 125dmys 36 PIGSDA 
Deliver Deiverab 1 - SREDS Requremenis ard Sruclue Odys  TucSiSPSORM | Tue 3/799 500 9M dns " LI 
Prepare Final Eds cf Document Séays  Wed9ISBO0AM | TusSM499S003M  — i25 days Li BHGSDA 
Deiver SREDS Studiure and Reauremenis Docunert Oémvs Tue SMASR SQDPN  — Tus S/1499 S00 PM ims 38 B 

4 System Solution Gicsys  WedST/S3530AM  ThuSr3SSsU0PM  — 485cays 
Draft System Solition Documents. Z0deys| Wed&HUSRGn0AM | — Tuc 3/799 5:00 PM 304mys EJ PARA 
Review System Solition Documentation 3émys | Wedo/o S0DAM | — FioH0SOSOD»M | — 454ays 2 PARA 
Prepare Final Systen Soluior Documents. 3és| MovSiSSSS0DAM  Wei9HSS9s00M  — 45dms 5 LU 
Create Sysien Sulutbon Workgian Sos  TIuSIESSSODAM | WedSZ2SSSOsM  — T5ums z4 PAfA 
Deliver Conceptus Soin & Workclan Document 1day TRuSZSSSSO0AM | Thi 82399 500 2M 24a El PARA 
Project Direction. GPs MonGZUSPBODAM TueSZISSSQDRM — 254m » 


